COMUNE DI PRECI 

(Provincia di Perugia) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE OO.PP. 


OGGETTO: ATTIVITÀ’ DI REALIZZAZIONE DEI 
LAVORI PUBBLICI - SCHEMA DI PROGRAMMA 
TRIENNALE E DELL’ELENCO DEI LAVORI 2017- 
2019 ( ART. 21 DEL Dlgs. N. 50/2016). 


PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 


DATA 18/10/2016 


f.VlL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 
Geom. Michele Spinelli 
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2017/2019 

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Preci 
ELENCO ANNUALE 


Cod. 

Int. 

Amm.ne 

(1) 

CODICE 
UNICO 
INTERVENTO 
- CUI (2) 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

Importo 

annualità 

Importo 

totale 

intervento 

FINALITÀ' 

(3) 

Conformità 

Priorità 

(4) 

STATO 

PROGETTAZIONE 
approvata (5) 

Tempi di esecuzione 

Urb 

(S/N) 

Amb 

(S/N) 

TRIM/ANNO 

INIZIO 

LAVORI 

TRIM/ANNO 

FINE 

LAVORI 

Nome 

Cognome 

AA1 

- 

Progetto per la 
realizzazione 
delie opere di 
urbanizzazione 
relative 

all'ampliamento 
della zona P.IP. 
"IL Lago" dei 
Comune di 
Preci 1° 
Stralcio. 
Completamento 

Michele 

Spinelli 

166.575,76 

166.575,76 

COP 

S 

s 

1 

PD 

272017 

472017 




TOTALE 

166.575,76 




Note: 



Il responsabile del programma 
(Michele Spinelli) 


(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto) 

(2) la codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di 
gestione. 

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5. 

(4) Vedi art. 14 comma 3 legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (l=massima 
priorità; 3=minima priorità). 

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 


•V TT*T» 




iR/innni6 
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2017/2019 

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Preci 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 


TIPOLOGIE RISORSE 

Arco temporale di validità de! programma 

Disponibilità Finanziaria Primo anno 

Disponibilità 
Finanziaria 
Secondo anno 

i!B 


Entrate aventi destinazione vincolata per legge 

166.575,76 

1.367.863,65 

800.000,00 

2.334.439,41 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 

166.575,76 

0,00 

0,00 

166.575,76 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 
privati 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. 
n. 109/94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Stanziamenti di bilancio 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Altro (1) 

565.406,35 

0,00 

0,00 

565.406,35 

Totali 

898.557,87 

1.367.863,65 

800.000,00 

3.066.421,52 


Note: 



Il responsabile del programma 
(Michele Spinelli) 


(1) compresa la cessione di Immobili 


xzi~. im.STt 


;\tt;t>~ — o\™‘„+ w. 


is/in/oniA 
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2017/2019 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Preci 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 


1 

Cod. 

Tnt. 

CODICE ISTAT 

Tipologia 

(3) 

Categoria 

(3) 

DESCRIZIONE 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

Cessione 

mmobili 

Apporto 

:apita!e 

i 

jrivato 

Amm.ne 

(2) 

Reg. 

Prov. 

Com. 

DELL'INTERVENTO 

Primo Anno 

Secondo 

Anno 

ferzo Anno 

Totale 

5/N (4) 

m porto 

Tipologia 

(5) 


AA3 

010 

054 

043 

99 

E10 99 

PUC 3 "Turismo 
ambiente e 
cultura" 

Intervento "Orto 
Botanico" 


147.326,65 


147.326,65 

N 

0,00 

■ 

2 

AA2 

010 

054 

043 

99 

E10 99 

Sisma 

26/09/1997 e 
successivi lavori di 
riparazione e 
miglioramento 
sismico UMI 8 PIR 
Roccanolfi 


700.000,00 

800.000,00 

1.500.000,00 

N 

0,00 

1 

3 

AA1 

010 

054 

043 

08 

A02 99 

Progetto per la 
realizzazione delle 
opere di 
urbanizzazione 
relative 

aH'ampliamento 
della zona P.IP. 
"IL Lago" del 
Comune di Preci 
Intralcio. 
Completamento 

166.575,76 



166.575,76 

N 

0,00 

1 

1 

AA4 

010 

054 

043 

99 

E10 99 

PUC 3 "Turismo 
ambiente e 
cultura " 
Intervento - 
Impianto di 
distribuzione 
carburanti 


224.064,43 




0,00 

1 

5 

AA5 

010 

054 

043 

99 

E10 99 

PUC 3 " Turismo 
ambiente e 
cultura" 

Intervento - 
Realizzazione di 
laghetto per pesca 
sportiva area pic- 
nic" 


296.472,57 


296.472,57 

N 

0,00 




TOTALE 

166.575,76 

1.367.863,65 

800.000,00 



imim 

mwà 


Note: 


f.lo 


Il responsabile del programma 
(Michele Spinelli) 


(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. 

(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento eventualmente attribuito daU'Amministrazione (può essere vuoto). 

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. 

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui aH'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito dì 
specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B. 


(5) Vedi Tabella 3. 
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SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2017/2019 
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Preci 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE 
ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i. 


Note: 


t 


X>II responsabile del programma 
(Michele Spinelli) 


(X) viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento 



